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W%»^RPORACION ELECTRICA NACiONAL, S.A (CORPOELEC), sociedad 
mercaMl domiciiiada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, Venezuela, inscrita por 
ante el Registro Mercantll Segiindo de la CIrcunscripcidn Judicial de) Distrito Capital y' 
de! Estadb Bolivariano de Miranda, el dia 17 de Octubre de 2007, bajo el No. 69, Tomo 
216- A, Registro de Informaclon Fiscal (RIF) N*" J- 29506233-8, representada en este 
acto por ei ciudadano HIP6 liT 0 LUIS IZQUIERDO GARCfA, Ingenlero, de este domlcilio, 
venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. 5.453.705, 
debidamente facultado por los estatutos ..sociales vigentes de CORPOELEC, cuya 
presente contratacion fue autorizada por Resolucion de la Junta Directive DIR-0141 
de fecha 07 de agosto de 2009, quien en adelante se denominara CORPOELEC, por 
una parte .y por la otra, ENERGY PARTS SOLUTIONS LLC domiciiiada en 2031 
Adams Road, Ciudad Sodalla, Estado Missouri, Estados Unidos de America, Codigo 
Postal 65301, registrada en el Departamento de Estado, bajo las (eyes del Estado de ^ 
Missouri, EE.UU., bajo e( Numero LC0834011, en fecha 08 de Marzo de 2007,;- 
representada en este acto por JEFFREY CANON, ciudadano de los Estados Unidos de i 
America, mayor de edad, Pasaporfe EE.UU. No. 402058818, quien actOa con el^ 
caracter de Presidente de la referida empresa y debidamente facultado por los 
estatutos de la empresa, quien en lo adelante y a los solos efectos de este contrato se 
denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido en celebrar el contrato contenido en 
las siguientes Cldusulas: 



CONTRATO: Nro. CORPQELEC«0012 
MONTO: USD. 51.800.000,00 mds Bs. F. 19.780.000,00 
PROVEEDOR: ENERGY PARTS SOLUTIONS LLC 
CENTRO DE COSTO: CORP-SCOO 
POSICION FINANCIERA DE IMPUTACION: 4070304051 
RESOLUCION DIR- 0141 



.fc 




FIRMAS AUTORIZADAS: 



ORIGINADO POR: ^ 


CONFORMADCJ^POR; j 







Cm 


Quaffed 
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C^USUU PRIMERA: OBJETO 

p’ ■'> I ] 

.■ -A. 1 




■■ ' 



Jii^ONTIWiSTA se obdga a ejecutar para CORPOELEC a todo costo, por su 
dusiva cuehta y con sus propios elementos los trabajos de “INGENIERfA 
^ fl^^^^iviONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXION Y PUESTA EN MARCHA PARA 
DOS (2) EQUIPOS GENERADORES MA.RCA GENERAL ELEGTRIC MODELO 7EA, 
EN LAS INSTALACIONES DE ENELVEN EN EL COMPLEJO TERMOELEGTRICO 
GENERAL RAFAEL URDAN ETA EN MARACAIBO, EDO. ZULIA con una salida de 




potencia y un heat rate equivalentes al noventa por ciento (90%) de la potencia ISO 
corregida de los equlpos para las condiciones del sitio de instalacion” quo en lo 
adelante se denominaran LA OBRA, los cuales deberan ser ejecutados con la calidad, 
dentrp de las especificaclones tecnicas, condiciones, precios y plazds establecidos en 
este ContratOt 



CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DE LA OBRA 



El alcance de los trabajos comprende las siguientes actividades: 

Ublcacidn de equlpos (layout). 

Conformacibn del terreno. 

Desarrollo de la ingenieria, procure y construcclon civil de las fundaciones, 
canalizaclones, drenajes y conexiones de los equlpos principales y auxlllares de las 
DOS (2) UNIDADES TURBOGENERADORES GE MODELO 7EA 
Desarrollo de la ingenieria, procure y construccibn de las tuberfas, equlpos, soportes, 
accesorios para la correcta Instalacibn y montaje mecanico de las DOS (2) UNIDADES 
TURBOGENERADORES GE MODELO 7EA 



• Desarrollo de la ingenierfa, procura y construcclon para la correcta Instalacibn electrlca, 
de potencia, control, Instrumentacibn y alumbrado de las DOS (2) UNIDADES 
TURBOGENERADORES GE MODELO 7EA. . 



• Desarrollo de la Ingenieria, procura y construccibn de las tuberfas, equlpos, soportes, 
accesorios, para la correcta instalacibn del sistema contra Incendio de las DOS (2) 
UNIDADES TURBOGENERADORES GE MODELO 7EA 




Instalacibn, Conlexlon, Pruebas y Puesta en Marcha. 
Adlestramiento y entrenamiento de personal. 



En general, dentro del alcance anteriormente establecido, EL CONTRATISTA debera 
realizar los trabajos que sean necesarlos para la correcta ejecucibn de LA OBRA en 
forma integral, de acuerdo con las especificaclones, normas y en deflnitiva, la buena 
practicade [a ingenierfa. 



I 

i 

I 
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USULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 



rman parte del coritrato los siguientes documentos: 

, Ei presente instrumento denominado “Documento Principal”. 

2. Las Gondiciones Especlales del Contrato de Obra de CORPOELEC. 

3. Las Gondiciones Generales de Contrataclon CORPOELEC. 

4. El alcance definitive de la obra definido entre CORPOELEC, ENELVEN y EL 
CONTRATISTA en fecha 10 de |ulio de 2009 

5. La oferta de El Contratista, de fecha 28 de juJio de 2009. 



Todos los documentos que forman parte del contrato son complementarios entre sf, en 
consecuencia debera Interpretarse qiie lo convenido o estipuiado en alguno de ellos, se 
considera, sin que admita prueba en contrario, vinculante para las partes y de 
obligatoria observancia como si fuera estipuiado en todds. 

caso de contradiccion entre los tdrnninos de los documentos que integran el 
ntrato, se aplicaran los terminos de los documentos anteriormente sehalados con la 



f -pnoridad establecida por el orden en que ban sido mencionados en esta clausula: 



Cualesquiera dtros documentos y en general cualesquiera otras Gondiciones de 
Contratacion no expresamente sehaiadas en esta clausula, ho tienen el caracter de 
documentos del contrato y en consecuencia sus preyisiones no se aplicaran a! mismo. 

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUC|6N 



El plazo de ejecucion de LA OBRA objeto del presente Contrato serd el establecido en 
la oferta del contratista de fecha 28 de julio de 2009, a partir de la fecha de la firma del 
Acta de Inicio, pudiendo prorrogarse por un lapso prudencial, siempre que existan 
circunstancias no imputables a EL CONTRATISTA que a juicio de CORPOELEC asf lo 
aconsejeh. 




T ■ 



t 



RATISTA deber^ comenzar la ejecucion de LA OBRA a partir de la firma del 
Inicio, la cual se suscribira en un lapso m^ximo de cinco (5) dfas hdbiles 
s a partir de la firma del presente Contrato. 

Avenicia La Estancla, Torre Las Mercedes, piso PH-t, Chuao. Caracas » Venezuela. Apai^ado Postal 62413 
TeISfono: (0212) 950201 8>95()26i 3. Pa/: (0212) 3502698 
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AUSULA SEXTA: PRECIO DE LA OBRA 




precio total de LA OBRA es la cantidad; de CINCUENTA Y Ufsl MlLLONES 
HOCiENTOS MIL DOLARES AMERICANOS (USD. 51.800.000,00) que a los fines 
dar cumpllmiento a Ip dispuesto en ei Artfculp 118, de la Ley del Banco Central de 
Venezuela, y habiendo utjllzado una tasa de cambio referehcial de DOS BOLIVARES 
CON QUINCE CENTIMOS (2,15), equivale a un monto de CIENTO ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS SEJENTA. MIL BOLIVARES FUERTES CON 00/100 (BS.F 
111.370.000,00) por concepto del . componente extranjero, mds la cantidad de 
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL BOLfVARES FUERTES 
(BS.F 19.780,000,00) por eoncepto del componente nacional, dentro de los que se 
jncluyen Gastos de Nacionalfzacldn, Ingenleria y Mano de Obra, que ha sido propuesto 
por EL CONTRATISTA y aceptadp por CORPOELEC. 

El precio esta sujeto a aumento o disminucldn, en case de variaclones en las 
cantidades de trabajo que en deflnitiva ejecute EL CONTRATISTA con la autorizaclon 
e CORPOELEC. Los ajustes necesarios se hardn con base en lo previsto en las 
Musulas AUMENTO DE OBRA Y TRABAJOS ESPECIALES y AUMENTO O 
jpMlNUCION DE LAS CANTIDADES DE OBRA, de las Gondiclones Generales de 
||ntrataci6n de CORPOELEC, segun fuer$ aplicable; 



LAUSULA SEPTIMA:<3IARANTIAS 



V 'Hara garantizar las obligaclones derivadas del presente Gontrato EL CONTRATISTA 
preseiitara las sigulentes Fianzas, debidamente notarladas y emitidas por Compahia 
de Seguros o Institucion Bancarla domIcHladas en Venezuela, e inscritas en ia 
Superintendeneia ,de Bancos o ante ia Super intenderlcia de Seguros, o ante la 
^ Socledad Nacional de Garantias Reciprocas para la Pequefia y Medians Industria 
segun sea el caso, a satisfacdon de CORPOELEC. 



^ Fianza de Antielpo : 

Como requisito para efectuar el pago del Antielpo, EL CONTRATISTA debera presenter 
una Fianza de Antielpo por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del 

/.xpdLARES AMERICANOS (USD. 25.900.000,00) que a los fines de dar cumplirhientd a 
dispuesto en el Artfculo 11 8, de la Ley del Banco Central de Venezuela, y habiendo 
J^jutJjizado una tasa de cambio referencial de DOS BOLIVARES CON QUINCE 
^^. .^ SeNTIMOS (2,15), equivale a un monto de CINCUENTA Y GINCO MILLONES 
^EI^IENTOS OCHENTA Y CiNC M|L CON 00/100 CENTIMOS DE BOLIVARES 

Avenida La Eatancia, Torre Las Mercedes, pSso PH-1 , Chuao. Caracas'- Vanazuala. Apartado Postal 62413 
Tel6fono: (0212) 0502018-9502613. Fax; (0212) 8502698 
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fcRTES (Bs.F. 55.686.000,00) y Cincuenta pbr ciento (50%) del monto total del 
"%onente Naclonal equlvalentes a NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
- BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 9.890.000,00), dicha flanza garantizara a 
POELEC la devolucidn del Anticipo que se entrega a EL CONTRATISTA para dar 
SfnpUmiento a la ©jecucion del objeto de la presente contratacidn, para el caso de que 
Incumpla con Jos termtnbs de este Contrato. . 



Ijjcha flanza comenzard a regir a partir de la fecha en que EL CONTRATISTA reciba el 
0ludldo anticipo y permanecerd vigente hasta cuandp se haya ejecutado su total 
felntegro de la slguiente manera: 



• VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS 
(USD. 2^.900.000,00) y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 9.890.000,00) con la presentacion del 
Acta de FInalizacion de las Obras Ciyiles, Montaje e Instalacion 
Electromecanica. 






^ Fianza de Fiel Cumplimiento : 

firrna dei Acta de Inicio, Ei CONTRATISTA presenter^ una Flanza de Fiel 
debidannente autenticada y a satisfaccion de CORPOELEC, por el 
■f. por ciento (15%) del monto total del contrato, es decir, por la cantidad de 

" ^ "INUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 



.IVARES FUERTES CON 00/100 (Bs. F. 19.672,500,00). 



sollcitud de EL CONTRATISTA, CORPOELEC podra acordar la sustitueidn de la 
4 :" . ft cumplimiento por una retencion que se hara en cada una de las 

^ alcance ejecutado, hasta cubrir una cantidad equivalente al diez por 

4’ diento (10%). 



El monto total retenido serd reintegrado a EL CONTRATISTA, al mdmento de la firma 
del Acta de Recepcion Definitive. 



^ Fianza Laborah 



% 




:L CONTRATISTA deberd presenter una fianza laboral debidamente autenticada y a 
atisfaccion de CORPOELEC, por la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL 
^UATROCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTES CON CERO CENTIMOS (Bs. 

Avdnida La Eslanola, Torre Las Mercedes, piso ph-i, Chuad. Caracas > Venozueia. Apartado Postal 62413 
-PaMfono: (0212) 9502016-9602613. Fax:(0212)9502698 
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450,00), equivalents al diez por ciento (10%) del Gosto de la mano de obra, 
da en la estructura de costos de la oferta de EL CONTRATISTA. 



|pllcitud de 'EL CONTRATISTA, CORPOELEC podr^ acordar la sustitucidn de la 
}(|nza laboral por una retencion que se hara sobre los pagos que se le realicen hasta 
oybrlr una cantidad igual al monto de la fianza, )a cual sera reintegrada al hnomento de 
lafirma de la Recepcion Deflnitiva, y previa presentacion de la Solvencia Laboral. 



•V / Pollza de ResDonsablHdad civil: 

EL CONTRATISTA debe presenter previo a la firma del presente Contrato y mantener 
^^ente una poliza de Responsabilldad Civil y danos a equipos e Instalaciones de 
tmOeros, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, es 
por la cantidad de TRECE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CON 00/100 
DE BOLIVARES FUERTES, (Bs. F. 13.116.000,00), para garantizar 
»j|uier responsabilidad civil y dano a instalaciones y equipos de terceros que 
^Jjlera originarse durante y despues de la ejecucion de LA OBRA contratada. Esta 
sera liberada, dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripcion del Acta 
piceptacion Deflnitiva de LA OBRA a satisfaccion de CORPOELEC, siempre que no 
""stan reclamaciones pendientes. 



iXuSULA GCTAVA: FORMA DE PAGO 



t CORPOELEC pagara a EL CONTRATISTA de la forma siguiente: 

El monto total del Contrato sera pagado por CORPOELEC a EL CONTRATISTA, previa 
verlficaclon del cumplimiento de las obligaclones asumidas por EL CONTRATISTA en 
Contrato, de la siguiente manera: 

EL MATERIAL Y EQUIPOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO; 

.. A.1 CincLienta por ciento (50%) del componente irnportado es decir VEINTICINCO 
K- MILLQNES NOVECIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS (USD 25.900.000,00), 
\ pagaderos en divisas, a trav^s de transferencla bancaria, a favor de EL 
. \ CONTRATISTA, como Anticlpo, despues de la firma del Contrato, previa 
I presentacion de la Fianza: de Anticipo por el mismo monto . para qarantizar el 
debido reintegro de la suma dada en caiidad de Anticlpo, y la factura 
. correspondiente, debidamente aprobada por las personas autorizadas de 
CORPOELEC. 



Aventda La Estancia, Torre Las Marcedes, piso PH-1, Chuao. Caracas - Venazuela. Apartado Postal 62413 
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f i|p2 Gincuenta por ciento (50%) del componente importado es declr VEINTICINCO 
® M NOVECIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS (USD 26.900.000,00), 

pagaderos ©n divisas, a traves de transferericia bancaria, a favor de EL 
' GONTRATiSTA, ©n dolares americanos, contra la presentacion de los siguientes 
tiocumentos. . 



. DIEZ MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (USD, 10.000.000,00) con 
' 1 ^' la presentacion del Acta de Finalizacldn de las obras civiles. 

• DOS MILLONES NOVECIENTOS GINCUENTA MIL D6LARES 
AMERICANOS (USD 2.950,000,00) con la presentacion del Acta de 
Finallzacion del Montaje e Instalacion Electromecdnlca. 

> SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOLARES 

AMERICANOS (USD 7.770.000,00) con la presentacl6n del Acta de 
Aceptacion Provisional por parte de CORPOELEC de las obras civiles, 
:■ Montaje e Instalacidn Electromecanica. 

. CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOLARES AMERICANOS 
(USD 5.180.000,00) con la presentacion de! Acta de Operacidn Nominal de 
I; . lbs equipQS o sesenta (60) dfas a parti r de la Inspeccion (lo que suceda 
IR-K' primero) para los dos (2) equipos GE TEA que seran instalados en el 
complejo termoelbctrlco Genera) Rafael Urdaneta, ubicado en el Municipio 
La Canada del Estadp Zulia. 

• • • - • 

Cualquter otro documento que posteriormente sea requerido, previo acuerdo entre 
^ . CORPOELEC y EL CONTRATISTA. 

' I.GASTOS DE NACrONALIZAC^ 

CORPOELEC reembolsara en Bolfyares a EL CONTRATISTA, los costos reales por 
concepto de los derechos aduaneros T.S.A., Arancel e IVA, de las partes, materiales 
y equipos de origan forarleo a ser suministrados dentro de este Contrato, salvo en el 
casd que CORPOELEC declda realizar los tramites de nacionalfzaclon, previa 
notificaclon a EL CONTRATISTA. 



'1^5" :■ 



Es Importante IndIcar que CORPOELEC unicamentf 






Para la naclonallzaclon de la mercancfa con la cpntratacldn de| Agente Aduanal 
por parte de EL CONTRATISTA, el % que se cancela a sus agentes aduanales o 
en su defecto esta contratacion la hara CORPOELEC. 



Avenida La Estancia, Torre Las Mercedes, plso PH-1, Chuao. Caracas - Venezuela. Apariado Postal 62413 
Tel^fono: (0212) 9502018-9S02613. Fax; (0212) 050269B 
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.m: 



Ert oaso de necesitar un almacSn General de Deposlto el % que cancela a su 
'alrnacenadora o en su defecto esta contratacioh la HarA CGRPOELEC. ^ 



W:;.: 



■A fln df dar cumplimientb al Decreto 4.908 y al Art. 91 de LOA se requiere que EL 
Q0NTRATISTA con 30 dfas hSbiios d© ©nticip©cl6n a la llegada de la mercancfa a 
vfWfltQrlo Venezolano, debe consignar Ids documentos que requiera la Gerencia de 
A0&|nas © Indicados anterlormente, para iniciar los trdmites de sdlicltud de 
. C?0fHflb0iCl6n de Bienes de Capital y exoneracfon de Impuestos. En caso de que EL 
©ONTRATISTA entregue estos documentos en fecha posterior a estos treinta dias, es 
dfOtr, cpn menos tiempo para realizar los tramites de exoneraclon en caso d© que 
• asumira todos los gastos que se orlginen por este retardo en el 

de la Certificaclon y Exoneracldn, tales Como: Almacenaje, demora de 
gllidores, Multas.en los casos que apliquen, Intereses Moratorlos etc.; aunado los 
liitbs que pudiesen ser exdne^^^ 



(ff 




P|bbaci6n 0 rechazo por parte de CORPOELEC 6 por su representante, segun sea 
la facturacion y documentos de soporte presentados por EL CONTRATISTA, 
©n los apartes I y 11, de esta Clausula, debera realizarse dentro de los 
dfas calendarios siguientes a su presentacipn. En caso de que dicha 
^ablpn o rechazo no se efectue dentro del plazo antes Indicado se considerard que 
liiiffientaclon ha sido presentada conforme, slempre y cuando la facturacion en 
ifpn se ajuste en todos sus termlnos a las disposiclones del presente Contrato. 

EL MATERIAL Y EQUIPOS DE ORIGEN NACIONAL, ASf COMO LA MANO 
p0BRA NACIONAL 

§Sv0lhouenta por ciento (50%) del monto total del compdnerite Nacional equivalente a 

KlMc\/c I 



^^:::NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 
" feV F. 9.890.000,00). cqmo Antrcipo en Bojfvares a trav^s de transferencia bancaria o 

■ ;C; cheque a favor de El CONTRATISTA, despues de la firma del Contrato, previa 
presentacion de la Fianza de Anticipo por ef mjsmo monto, para garantizar ©I 
i^,^:,v'C|eb{do reintegro de la suma dada en. calidad de Anticipo, y la factura 
"cO/respondiente, debldamente aprobada por las personas autorizadas de 
- ^CORPOELEC. 






Mi- a CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL BOLlVARES 
FUERTES (Bs. F. 4.945,000,00) con la presentacion del Acta de Finalizacion de 
. las obras civlles. 






Avenlda La Eslancia, Torre Lae Meroedes, piso PH-1, Chuao. Caracas - Venezuela. Apartado Postal6«13 
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totaf del component© Nacional equivalente 
"■ NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL BOLfVARES 

“ ,f-9^5.000,00) con la presentacl6n del Acta de Rnalizacldn del 

ViWjntaJe e Jnstalacjon Electromecanica. 









A 



.^|AUSULA NOVENA: COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

©®.'4i^a uno de los pagos que CORPOELEC deba tracer a EL GONTRATISTA 
pi|;un nnonto equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del Contrato a 
iW garantizar el cumplimlento de la ejecucidn de un proyecto 6 actividad de 

ilM Responsabilldad Social en la 

^ <5BRA. Este monto serd reintegrado una vez firmada el acta de 
ipoion del Compromiso de ResponsabiJidad Social. 

i®?® 3®® el GONTRATISTA no cunipla don la ejecucldri del Gompromiso de 
tofiMbilidad Social, GORPOELEG aportard esta retencidn a un Fondo Social para 

Pli j proyectos, programas o actividades de caracter social en las 
^nidades bajo la zona de ihfluencfa de GORPOELEG. 

iSOLA DECIMA: LAPSO DE GARANTIA Y DE CONSERVACI6 n DE LA OBRA. 

fecha de otorgamiento del Acta de ACeptacidn Provisional, habrd un perlodo 
‘"pwaritla de doce (12) meses durante el cual EL GONTRATISTA debera finalizar 
pendierite.que a juicio de GORPOELEG pueda ser concluido durante 
■lilif!®®®- los ajustes necesarios en los trabajos y efeCtuar la reparacidn de 
^^ualquler defecto en los trabalos realizados, segCin lo requiera La Empresa. 






CLAUSULA DECiMA PRIMERA: GARANTIA DE BUENA CALIDAD 

tk— ■ ’ ■ ■ 

doce (12) meses contados a partir de la 

EL , GONTRATISTA se obliga a reparar, sustituir, reconstruir, realizar 
WffV®fiiSf'te cuaiquier trabajo, que durante el lapso anteriormente mencionado sea 
l^oesarlo ejecutar a solicitud de GORPOELEG. Esta garantia igualmente ampara los 
,aquipos, insumo, materiales y repuestos que EL GONTRATISTA hubiere incorporado o 
Instalado en la ejecupidn d@l Gontrato, razon por la cual se compromete a sustituirios p 

Avenlda La Estancia, Torre Las Mercedes, piso PH*1 , Chuao. Caracas - Venezuela. Apartado Postal 62413 
ToWlono: (0212) 9502018-9502613. Fax: (021 2) 0502698 






Min&ieitedw.-oiftr Popular 

ae Venezuela wralaanpralaypetfaiao 



CORPORAQtON EL.fcTRfCANACIONAl, 



iV ^ 

||f '''P; 

fjj : 'MSeU coupon ° ‘^®*®rioro no 



m ■MMteWesaCORPOELEC, ° 

■,#^;kfantfa podrd ser respaldada con una Flanza de Buena Calidad, cuya viqencia 
■' IflSSwonaL ® obligacldn garantizada. A esta fianza se aplicarin las 

'•SSridasporSi^^^^ '''®' C^«P"'^‘ento, ademfe de las 

;4 ntIato p?r las paSeT*' administradores del 



l^aites designan como Administradores del Contrato a las siguientes personas; 



it CONTRATISTA: Sr. JEFFREY CANON 

2031 Adams Road, 

Sedalia, Missouri, 66301 

I Estados Unidos de America 

. . • . Tel6fonos: 001 660 829 51 00 






^®rCQRPOELEC: ECON. NESTOR CHAYELE PEREZ 

•S’- ' Avenida La Estancia, Torre Las Mercedes, piso PH-1, Chuao 

- Telefono: 0212-9502018 -0212- 9502613 



I^^usula^dEcima tErcera: cesi6n del contrato por parte de 



Avenida U Estancia, Tbrre Us Morcadas. piso PH*1, Chuao. Caracas- Venezuela. Apartado Postal 62413 
T^Ififono: (0212)950201 8-950261 3. Faxr (0212) 9502698 



10 





Avanida La Estanela, Torra Laa Marcades, pIsoPH-l^ Chuao. Caracas ■*' Venezuela. Apartado Pdstar62413 
Terefond: (0212) 9502018-9502613. Fax; (0212)9502698 
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REPOBLICA SatlVARIAflil'OE VENEZUELA. MlW9feF(l& DEL INTERltiR Y 
JUSTICIA. DR/t 6L0 RIa|#IA DB PACILLO, fj^ARli^^ SiPflMO 
DEL MUNICIPIO BARUflf DISTRITO ME^|Rpl»0fcif|i.S[i^ DE CARACAS, 

MiZ\ DE DE DOS MIL 



NUEVE (2009). 198® y jlsd®. El anterior document reeiactejdo por el Abogado 
ALEJANDRA MONTENl^io DE GARCIA, inscrito ■ :.jnprSi^ bajo el N° 
45126, fue presentadb autenticacldn y devoluc|6n?|0^dh^p(8nn N®, 128666, de 

fecha: 17/09/200%'? ufpresentes sus dijeron llamarse 

; HIPOLITO LUIS la^liBiPtDO GARCIA Y JEFFRi^|^ClN, mayores de edad, 
domicillados: CARA^ft^ DTTO CAPITAL, CASADO Y 

A .!> — ^ c6dula db Identldad N6$,; ,y-5i4i3OTS y PASAPORTE 



ilib, 40205881 8 Leldolp ^^nfrontado el original con firmadas estas y el 

orjblnal en presenql^if^t Notario, lbs otorgantes CONTENIDO ES 



ciRTO Y NUESTRA#^ FIRMAS QUE APAREC|N AL PIE DEL INSTRUMENTO". 
El Notario en tat yillto declara Autenticado en de lbs testigos: NANCY 



wiNDEZ y JOSE OR^$i 






Cbdulas de Identidbd 






^b, mayoies de edad| Aiibmicilio y titulares de las 

^80.997 y V-13.749.670|"d^iMbld ihserto bajo N®. 1, Tomo 



98, de los Libros de A|^pbaciones llevados en esta Notaria. Se deja constancia que se 
cumpllo con lo estableolclilven el Numeral 2 del Articulo 79 de la Ley del Registro Publico y 
del Notariado, La |^b||||; hace constar que le fue presentado documento Constitutivo 
Estatutario de LA ^b®PPRACION ELECTRICA fNfeGIONAL, S.A. (CORPOELEC)), 
Inscrita en el Reglstro Slttjantil Segundo de la Clrcurii^adpcidn Judicial del Distrito Capital 
y Estado Bolivariano- ^^l^lranda, en fecha 17 de Octpct de 2007, bajo el N'’ 69, Tomo 
216-A Sgdo,, debidarn^BpjfQCultadb por Acta N®4 de la Asamblea General ,de fecha: 26- 

08-20Qa W 



m 

: , •• V vvL 

ki 










5^. '5a->K. ,^^! i^rloPni •i;co Sepiirno dtjn^unicipio Baaits 
=vJ^‘‘Oiclrfto Melroplilsno de Caracas 



LOST^TIGOS 






i 

I 



U 





I 



* Ife 7|f^PCiBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MtNISTERIO DEL INTERIOR Y 
ft* ip -VUSnCIA. DRA. GLORIA TAPIA DE PACIULO. NOTARIO PCIBLICO SePTIIWIO 
(H^ICIPI^ BARUTA. DISTRITQ^^TT^OPOLITANO DE CARACAS, 
32* ^^JLtcocl’fV ) dE DE DOS MIL 

[ NUEVE (2009). 199“ y 150“. Ef aot^or documento redactado por e! Abogado 
ALEJANDRA MONTENEGRO DE GARCIA, inscrito en el Inpreabogado bajo el 
45126, fue presentado para su autenticacion y devolucion segun planilla H°. 128958, de 
fecha: 25/09/2009. presente su otorgante dijo llamarse 

CMON, mayor de edad, domiciliado: ESTADOS UNIDOS, de estado Civil: 
V con No.: PASAPORTE 402058818 Leidole y confrontado el original 

^co)|i sus fotocoplas y firmadas estas y el original en presencia del Notario, el otorgante 
Ik W ^ CONTENIDO ES CIERTO Y MIA LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DEL 

Ij^STRUMENTO’'. El Notario en tal virtud lo declare Autenticado en presencia de los 
nancy MENDEZ y JOSE OROZCO, mayores de edad, de este domicilio y 
I titulares de las Cedulas de Identidad V-3.980.997 y V-1 3.749.670, dejandolo inserto bajo 

I N°. 72, Tomo 98, de los Libros de Autenticaciones llevados en esta Notaria. Se deja 

I constancia que se cumpiio con lo establecido en el Numeral 2 del Artlculo 79 de la Ley del 
j Registro Publico y del Notarlado. 



EL OTORGANTE 





GLORIA TAPIA D^ACILLC 
Municipio Barutl 

" ■ •-;Atrilo Metfopoiiiana de Caracnjf-^' 



— 



LOS TEjSTIGOS 




0 




. lA-'yS* 




